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Sprawozdanie 


Komisyi kolejowej w sprawie sprawozdania Wydziału krajowego o finansowem 
poparciu przez kraj kolei lokalnej Przeworsk-Bachórz (Dynów). 


Wysoki Sejmie! 


Już w sprawozdaniu komisyi kolejowej L. S. 1088/902 z 27. czerwca 1902 
nadmieniono, jak następuje: „Popełniono niezawodnie wielkie błędy, popełniono te 
błędy przez niedokładności w preliminowaniu kosztów budowy kolei, popełniono 
błędy przez zbyt optymistyczne kalkulowanie rentowności kolei“. Błędy te może 
najbardziej odzwierciadlają się w liczbach, które sprawozdaniem Wydziału kraj. 
L W. 77.269/903 są objęte. Linia kolei Przeworsk- Bachórz wraz z funduszem 
rezerwowym kosztowała : 


a) koszta robót oddanych przedsiębiorstwu budowy . . 2,850.000 K. 

b) koszta robót i dostaw w własnym zarządzie . . . 1,559.000 „ 

c) fundusz rezerwowy .  . 1 4 «1» ‘e 60.000 „ 
d) koszta zfinansowania pożyczki pierwszeństwa, procenta 

interkalarne, i koszta eskontu udziału państwa około . 290.000 „ 

4,259.000 K. 

Pierwotnie zaś preliminowano 3,400.000 „ 


Stąd wynika, że uchwalony pierwotny preliminarz absolu- 
tnie nawet w przybliżeniu nie wystarczył na pokrycie rzeczywistych 
kosztów budowy i był de facto rażący deficyt .  .  . . . 859.000 , 

Na usprawiedliwienie należy przytoczyć zarządzoną przez ministerstwo kolei 
żelaznych budowę tunelu na dziale wód, przez eo powstało podrożenie co najmniej 
o 300.000 K. Również niezwykle wielkie koszta przedwstępne i wypracowania trzech 
projektów dla tej linii spowodowane zmiennemi zarządzeniami władz centralnych ; 
dalej ośmioletnie studyum przygotowawcze pochłonęły niezwykle wielkie kwoty. 
Ale nie da się zataić, że cały kosztorys pierwotny (jak w ogóle dawniejsze koszto- 
rysy dla kolei lokalnych galicyjskich) był za nisko trzymany. Preliminowano w szcze- 
gólności za nisko cenę wykupna gruntów, kalkulowano za nisko koszta budynków, 
kalkulowano za nisko koszta złączenia w Przeworsku; wszystko to złożyło się na tę, 
że powstał tak wielki deficyt. 

Należy to wytknąć i należy zwrócić uwagę Wydziału krajowego i biura 
kolejowego, że podobne przekroczenia pierwotnie preliminowanych kwot muszą być 
w przyszłości wykluczone. 

Komisya kolejowa musi się atoli z faktem liczyć, że powstały deficyt musi 
być bądź eo bądź pokryty i dlatego w tej mierze musi pójść wniosek Komisyi kole- 
jowej w duchu przedłożenia Wydziału krajowego. 

Małe przedłużenie z Bachórza do Dynowa można tylko uważać jako melio- 
racyą tej kolei, a nieznaczne koszta tego przedłużenia w kwocie 170.000 K prócz 
kosztów finansowania z pewnością będą wobec faktu już dokonanego budowania 
w ogóle tej kolei do Bachórza relatywnie racyonalną inwestycyą, 

Przedłużenie to odpowiada nietylko miejscowym interesom miasta Dynowa, 
ale i interesom części powiatu Brzozowskiego, położonej w dolinie Sanu; zdaje się, 
że przez przedłużenie to powiększy się okręg ciążenia kolei Przeworsk-Dynów. 

Z tych tedy powodów wnosi Komisya kolejowa: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


1. Sejm uznaje za użyteczną i potrzebną budowę przedłużenia kolei lokal- 
nej Przeworsk-Bachórz (Dynów) o około 3 kilometry z końcową stacyą na połu- 
dnie po za miastem Dynów. 


2. Sejm upoważnia Wydział krajowy do podwyższenia imieniem kraju udzie- 
lonej uchwałą Rady Wydziału krajowego z dnia 30. marca 1900 r. L. 17.304 z mocy 
uchwały sejmowej z dnia 30. grudnia 1899 r. — kolei lokalnej Przeworsk - Bachórz 
(Dynów) gwarancyi dochodów o tę kwotę, która jest potrzebna do oprocentowania 
po cztery od sta (4'/,), opłacania bankowego dodatku administracyjnego i prawidło- 
wego umorzenia najdalej do końca r. 1968 pożyczki, którą koneesyonaryusz tej kolei 
zaciągnie w imiennej sumie nie wyższej niż 698.000 koron na pokrycie zwiększonych 
kosztów budowy, a która wpisaną będzie w księdze kolejowej na karcie ciężarów 
na drugiem miejscu, tj. po pożyczce pierwszeństwa w sumie 2,266.000 koron. 


3. Warunki zaciągnięcia tej pożyczki i jej zrealizowania, jak też warunki 
przyznania zwiększonej gwarancyi ustanowi Wydział krajowy. 


Przewodniczący : Sprawozdawca : 
Zaleski. Dr. Henryk Koliszer. 


